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( सं ० पटना 61 ) 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

16 जनवरी 2020 
सं ० प्र०-6 / द ० बि ० नियम - 03-08 / 2006 ( अंश )-448(s ) -- 1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक -2046 ( एस ) 
दिनांक 06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति 
में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा , परिमाण विपत्र की दर से 
10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी । 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी 
जायेगी । 

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह 
महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद 
इसकी गुण - दोषों की समीक्षा की जायेगी । 

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर ( परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् 
अतिरिक्त कार्य प्रतिभू ( Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है: 

( a ) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत 
अतिरिक्त कार्य प्रतिभू ( Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली 


- 


जाय । 


( b ) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 
प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू ( Additional Performance Guarantee ) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के 
लिए ली जाय । 

( c ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत 
अतिरिक्त कार्य प्रतिभू ( Additional Performance Guarantee ) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली 


जाय । 


2 


PER THE ( 374TERUT) , 


24 GIAI 2020 


( d ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत 
zifalda ni ufau (Additional Performance Guarantee) ufà 01 ufagia Bega hHG ☆ farg allt 
GRI 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार, 

अमृत लाल मीणा, 

प्रधान सचिव । 
The 16th 

January 2020 
No. S -6 / S.B . Law - 03-08 /06 (Part)-448 (S) --- Provision has been made vide RCD 
letter no . 2046 ( S ) dated 06.03.2014 that the minimum rate quoted in all type of tender 
invited on percentage rate system shall be limited to 10 % below the Bill of Quantity 
(BOQ ). Tenders having more than 10 % below BOQ rate shallbe considered ineligible . 

In this contest , during a meeting of all works departments held under 
Chairmanship of Chief Secretary of Govt. of Bihar, it is felt that the minimum rate barrier 
be removed with immediate effect and after one year the pros and cons of this decision 
will be reviewed . 

In this regard, provision for taking Additional Performance Guarantee for rate 
quoted below Bill of Quantity (BOQ ) rate shall be made as follows : 

(a ) Additional performance Guarantee will be charged at the rate of 0.25 % for 

every 1 % rate quoted below bill of Quantity for rate quoted 0 % to 05 % 

below bill of Quantity . 
(b ) Additional performance guarantee will be charged at the rate of 0.5 % for 

every 1 % below BOQ for the rate quoted below 05 to 15 % of bill of 

quantity . 
(c) Additional performance guarantee will be charged at the rate of 1.0 % for 

every 1 % below BOQ for the rate quoted below 15 to 20 % of bill of 

quantity . 
(d ) Additional performance guarantee shall be charged at the rate of 2 % for 

every one ( 1 % ) rate quoted below 20 % of BOQ. 
It shall be applicable with immediate effect. 

By the order of Governor of Bihar, 

Amrit LalMeena, 
Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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